

- C, 

COMUNE di ACCUMOLI 

Provincia di Rieti 

'mmm f ' 1 ' ' Htl 

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI 
Telefono 0746/80793 Fax 0746/80932 

www.comune.accumoli.ri.it email : comune. accumoli&oec.it 

IL SINDACO 


Ordinanza n. 12/S del 29.08.2016 


OGGETTO 


Autorizzazione lavori di manutenzione strada comunale Fonte del Campo 
- Illica 


IL SINDACO 

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni 
limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da 
successive scosse di forte intensità; 

Considerato che in data 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in 
ordine ai suddetti eventi sismici che comportano l'eccezionale rischio di compromissione 
degli interessi primari e la necessità di rimuovere ogni situazione che determini pericolo 
per le popolazioni; 

Dato atto che la strada comunale Fonte del Campo - Illica, di accesso al campo di 
ammassamento istituito presso la fraz. Illica, è notevolmente dissestata e non consente il 
transito in piena sicurezza dei mezzi pesanti e di soccorso; 

Vista pertanto la necessità urgente di effettuare la bitumatura della suddetta strada 
comunale, totalmente inadeguata alle necessità incombenti attuali e future, stante 
l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità; 

Visto l'allegato preventivo dellTmpresa Fabrizi Aurelio S.r.l. con sede operativa in 
Cittaducale (RI) via dell'Elettronica snc, vistato dal Responsabile dell'Area Tecnica 
comunale; 

Viste le Ordinanze n. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016 del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stabilita, tra 
l'altro, la competenza del Sindaco, in qualità di soggetto attuatore, per gli interventi 
necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad 
assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi, per le attività da porre in essere, anche in termini di 
somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate e per gli interventi 
urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; 

Dato atto pertanto che I lavori sopra evidenziati sono da realizzarsi in condizioni di 
somma urgenza in quanto la necessità di garantire la piena operatività delle operazioni di 
soccorso e di assistenza alla popolazione è incompatibile con i tempi di espletamento 
delle procedure di rito per l'affidamento dei lavori pubblici; 

Ritenuto necessario ed urgente provvedere aN'immediata esecuzione dei lavori suddetti, 
con oneri a carico della contabilità speciale aperta ai sensi delle predette ordinanze; 

Visto l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
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Visto l'art.108 del Decreto legislativo 31.03.98 n. 112; 
Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Vista la Legge 9.11.2001 n. 401; 

Vista la Legge 100/2012; 


ORDINA 

- Airimpresa Fabrizi Aurelio S.r.l., con sede operativa in Cittaducale (RI) via 
dell'Elettronica snc, l'esecuzione dei lavori urgenti di bitumatura della strada 
comunale Fonte del Campo - Illica, secondo le lavorazioni indicate nel preventivo 
allegato e con oneri a carico della contabilità speciale aperta ai sensi delle O.C.D.P.C. 
citate in premessa; 

DISPONE 

- Di inviare la presente alla Dicomac per il seguito di competenza; 

- Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo pretorio e verrà trasmessa 
all'Impresa Fabrizi Aurelio S.r.l. 
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Fabrizi Aurelio S.r.l. 

COSTRUZIONI EDILI E STRADALI 

Via Topino , ti. 35 
00199 Roma (RM) 

P. IVA/C.F.12343811001 

Stabilimenti e uffici: 

Vìa delVElettronica snc 
02015 Cittaducale 
Tel e Fax. 0746.606912 
e-mail: fabriziaureliosrl@libero . it 
PEC: fabrizi4@legalmail.it 

Spett.le COMUNE DI ACCUMOLI 
Via S. Tommasi, 44 
02011 ACCUMOLI (RI) 

c.a Arch. Laura Guidotto 

E-mail: ufficio.tecnico@coinuue.accumoli.ri.it 


Cittaducale 29/08/201 6 prev. Ns rif. PU 18/2016 

OGGETTO: PREVENTIVO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 
RIFACIMENTO STRADA FONTE DEL CAMPO FINO AL CAMPO DI 
ACCOGLIENZA DI ILLICA - ACCUMOLI (RI). 

- Pulitura delle cunette con mini-pala e spazzolatura della sede stradale; 

- Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa per 
la successiva posa di asfalto; 

- Fornitura e posa in opera di Tappetino di uno spessore minimo di cm3, 
compresa la ricarica ove necessita, su tutta la superficie di circa mi 1700 x 
4,20 (Mq 7.140 circa) 

- Fornitura e posa in opera di polvere basaltica per l’immediato transito. 



Il tutto al mq € 7,00 

TOTALE MQ 7.140 X € 7,00 = € 49.980,00 circa. 
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 


FABRIZI AURELIO S.r.l 
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Dure On Line 


Numero Protocollo 

INAIL_4065963 

Data richiesta 

01/07/2016 

Scadenza validità 

29/10/2016 


Denominazione/ragione sociale 

FABRIZI AURELIO SRL 

Codice fiscale 

12343811001 

Sede legale 

VIA TOPINO, 35 00199 ROMA (RM) 


Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 


I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

CNCE 


Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia. 
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